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Message Text 
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ACTION ARA-14 

INFO OCT-01 ISO-OO L-03 AID-05 SSO-OO OPR-02 INR-10 
INRE-00 EB-08 /043 W 

120805 071436Z/46 

0 060132Z AUG 78 

FM AMEMBASSY TEGUCIGALPA 

TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 1 127 

UNCLAS SECTON 1 OF 2 TEGUCIGALPA 3709 

FOR ARA/CEN WADE MATTHEWS 

E.O. 11652: NA 

TAGS: BDIS, EFIN, HO 

SUB J : DEL WEBB, INC. CLAIM 

REF: (A) STATE 196505, (B) TEGUCIGALPA 3152, (C) TEGUCIGALPA 
3062 

1 . FOLLOWING IS TEXT OF GOH RESOLUTION CONCLUDING CONSIDERA- 
TION OF DEL WEBB CLAIM. IN VIEW OF CLAIMANT'S EFFORTS TO MOB 

ILIZE CONGRESSIONAL SUPPORT FOR CUT OFF OF ASSISTANCE TO HONDURAS 
AS REPORTED REFTEL A AND PREVIOUS, EMBASSY TRANSMITTING FULL 
TEXT FOR DEPARTMENT'S REVIEW AND FOR RELAY TO THE FIRM'S REPRE- 
SENTATIVE. ALTHOUGH IT CONCLUDES THAT THE CLAIM IS WITHOUT LEGAL 
BASIS, THIS DOCUMENT ALONG WITH THE 19-PAGE MINISTRY OF FINANCE 
OPINION SENT EARLY JULY. DEMONSTRATES THAT GOH HAS IN FACT HAD 
THE CLAIM UNDER ACTIVE AND SERIOUS CONSIDERATION DURING MOST OF 
THE PERIOD SINCE ITS SUBMISSION SEPTEMBER 23, 1978. THIS CONTRA- 
DICTS DEL WEBB ALLEGATIONS THAT GOH NOT RESPONSIVE TO ITS RE- 
QUESTS FOR CONSIDERATION. THESE TWO DOCUMENTS REPRESENT POINT- 
BY-POINT REBUTTAL OF ARGUMENTS RAISED IN DEL WEBB CLAIM. FURTHER 
EMBASSY COMMENT FOLLOWS BY SEPARATE CABLE. DEPARTMENT'S ATTEN- 
TION INVITED ESPECIALLY TO CONTENTS REFTELS B AND C. 

2. QUOTE: 
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EL INFRASCRILO OFICIAL MAYOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO 

CERTIFICA LA RESOLUCION QUE LITERALMENTE DICE: 

RESOLUCION NUMERO S.L.65/78.- SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DES- 
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PACHOS DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. TEGUCIGALPA, D C., P TF. 7, 

DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- VISTA: PARA RESOL- 
VER LA SOLICITUD PRESENTADO EL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE, POR EL LICENCIADO JORGE FIDEL 
DURON, MAYOR DE ED AD, CASADO Y DE ESTE VECINDARIO, COMO APOD- 
ERADO DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA - DEL E. WEBB INTERNA- 
CIONAL DE HONDURAS, INC., CONTRAIDA A QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS 
POR MEDIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE RECON- 
OZCA LA SUMA DE NUEVE MILLONES QUINIENTOS - TREINTA Y TRES MIL 

CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS (L.9.533. 142.00), RESULTANTE 

DE AUMENTO EN EL COSTO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSTRU- 
CCION POR PARTE DE SU REPRESENTADA DE LA CARRETERA LITO RAL 
ATLANTICO TELA-LA CEIBA, SECCIONES I Y II, OBRAS QUE FUERON CON 
CLUIDAS EL PRIMERO DE FEBRERO Y EL VEINTE DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS. RESULTA: QUE EL PETICIONARIO EN 
APOYO A SU SOLICITUD EXPONE LO SIGUIENTE: "LOAS BASES DEL RE- 
CLAMO ESTABLECEN QUE APOXIMADAMENTE SE DIERON 1,800 ORDENES DE 
CAMBIO POR LOS INGENIEROS CONSULTORES DEL PROYECTO, DURANTE EL 
CURSO DE LA CONSTRUCCION, QUE EXCEDENTES EXTRAORDINARIOS PRO- 
DUJERON CANTIDAD SOBREPASOS, ENTRE OTROS, EN LA EXCAVACION EN UN 
66 PCT. DE LA SECCION II DE DICHA CARRETERA Y DE 37 PCT. EN LA 
SECCION I; MOVIMIENTO EXTRAORDIN ARIO DE PERSONAL Y EQUIPO SIN 
RAZON DE SER Y LOS CAMBIOS APUNTADOS DIERON POR RESULTADO QUE SE 
REQUIRIERON DIECISIETE MESES PARA LA TERMINACION DEL TRABAJO. 
RESULTA: QUE DE LOS ANTECEDENTES APARECE QUE CON FECHA 30 DE 
MARZO DE 1973 LA FIRMA DEL E. WEBB INTERNACIONAL DE HONDURAS, 
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INC., PRESENTO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, OBRAS Y TRANS- 
PORTE EL RECLAMO EN REFERENCIA, LA QUE FUE DE OPINION DE QUE 
CORRESPONDIA CONOCER Y RESOLVER DICHA PETICION A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. RESULTA: QUE ADMITIDA LA SOLICITUD, 

SE DIO EN TRASLADO A LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PARA 
LA EMISION DEL DICTAMEN RESPECTIVO; EL CUAL RINDIO CON FECHA 
22 DE MAYO DEL ANO EN CURSO, EN EL SENTIDO DE QUE NO PROCEDE EN 
FORMA ALGUNA EL RECLAMO HECHO POR LA COMPANIA PETICIONARIA. 
CONSIDERANDO: QUE CON FECHAS 28 DE JUNIO DE 1968 Y 28 DE ABRIL 
DE 1969 EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN REPRESENTACION 
DEL COBIERNO DE HONDURAS Y EL INGENIERO RODOLFO PADILLA VALEN- 
ZUELA EN REPRESENTACION DE LA COMPANIA QUE EN AQUEL ENTONCES 
OSTENTABA LA DENOMINACION DE ICCA DEL E. WEBB HONDURAS, S.DE 
R.L., SUSCRIBIERON LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE LAS SEC- 
CIONES I Y II DEL PROYECTO CARRETRA LITORAL ATLANTICO TELA-LA 
CEIBA, SECCION TELA-RIO SAN JUAN. CONSIDERANDO: QUE LOS CONTRA- 
TOS DEL PODER EJECUTIVO SON CONVENCIONES EN VIRTUD DE LAS 
CUALES EL ESTADO Y PERSONAS INDTVTDI TAT ,F,S O JURIDICAS SE OBLIGAN 
RECIPROCAMENTE MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE UN DOCUMENTO A CUMPLIR 
LAS DISPOSICIONES EN EL PACTADAS. CONSIDERANDO: QUE EL CONT- 
RATISTA ARGUMENTA QUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN EL PRESENTE RECLAMO 
SON LAS SIGUIENTES: I.-EL CONFLICTO ORIGINADO ENTRE EL GOBIERNO 
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DE HONDURAS Y EL DE EL SALVADOR, QUE LA OBLIGO A ELIMINAR SU 
ORGANIZACION PARA CENTRO AMERICA Y LOS SUBCONTRATISTAS DE LIMP- 
IEZA, DESTRONQUE Y TRI TURACION, ASI COMO LA IMPOSIBILIDAD DE 
ENVIAR MATERIALS Y EQUIPOS A HONDURAS DESDE LOS APISES FRON- 
TERIZOS DESPUES DEL CONFLICTO; II.- QUE DEB IDO A LA DEFICIEN 
CIA EN EL CISENO DE DICHO PROYECTO HUBO NECESIDAD DE HACERSE UN 
TOTAL DE 1862 CAMBIOS EN LAS SECCIONES I Y II, VARIANDO CON ELLO 
LA CANTIDAD DE LO QUE FUE LICITADO CON LO REALIZADO Y QUE EL MONTO 
DE DICHOS CAMBIOS ASCENDIO A LA CANTIDAD DE L.6.541.2240.00. 
CONSIDERANDO: QUE DE ACUERDO CON ANALISIS D LAS PROPUESTAS 
PRESENTADAS POR LA FIRMA SUPERVISORA HARRIS MIDENCE, S. DE R.L., 

EL CONTRATISTA DARIA SUBCONTRATOS UNICAMENTE PARA LA PAVIMEN- 
TACION POR LO QUE LOS SUBCONTRATOS DE LIMPIEZE Y TRITURACION 
SON DECISIONES POSTERIORES DEL CONTRATISTA QUE NO OBLIGAN EN 
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FORMA ALGUNA AL GOBIERNO, ADEMAS DE QUE LOS EJECUTIVOS DE DEL 
E. WEBB INTERNACIONAL DE HONDURAS, INC., FIRMARON 
UN DOCUMENTO DONDE LEGALMENTE SE DABA POR TERMINADA LA ASOC- 
IACION DE ESTOS CON SUS SOCIOS SALV ADORNOS, DE DONDE SE COLIGUE 
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